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New Building Project Schedule 


1. Architectural-Engineering Design Contract 


a. Schematic Design: 

b. Preliminary Design: 

c. Construction Documents: 


3 January 1983 - 22 April 1983 
23 April 1983 - 30 September 1983 
1 October 1983 - 15 April 1984 


2. General Services Administration Construction Bid & Contract 
Award: 16 April 1984 - 1 August 1984 


3 . Construction: 


August 1984 - August 1987 
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